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ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA 
EMPRESA - MUNICIPIO 





EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL 
NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA; EL C. ILLAIR SANCHEZ MORENO , ADMINISTRADOR UNICC 
EMPRESA; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V. , E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC I 
RIVAS MARQUEZ, ING. AURELIO LOPEZ SORIANO, LIC, BLANCA GIL GARCIA, C. FERNANDO JESUS AVILA CISNEROS Y LIC. JOSE MANUELH 
BAUTISTA. LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: *’AMPLIAC|6N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE". D E H AI 

Mplo. Santiago 

uBicAcioN: jamiltepec, 

ESTADO; 020 

REGI6N. 02 

MICROREGibN; 27 

DISTRITO; 21 

MUNICIPIO; 467 

LOCALIDAD: 001 

DATOS GENERALES 



SANTIAGO JAMILTEPEC 


PUENTE DE FINANCIAMIENTO; 

AUTORIZACibN; 
NOTIFICACION: 


SINDICATURA 

M U N I£IP(AL| 6 N del PROYECTO: 

Mplo. Santiago 
Jamlltepec, 

Otto. Jan)llt^^c, 



APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2019. 

RAMO 33 


MSJ/467/FIII/016/2019 


FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019 


MSJ/467/FHI/016A/2019 


FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019 


LA OBRA CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION POR MEDIOS 
MECANICOS CON MATERIAL TlPO “B”. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICO RD-26 DE 
DIFERENTES DIAMETROS, TOMAS DOMICILIARIAS Y LIMPIE2A GENERAL DE LA OBRA. 



RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO 


SUBCLASIFICACION : RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE 


ODS: 1,6 


MET AS: 1.1,1.2,1.4.6.1,6.4 


MODALIDAD DE EJECUCibN : CONTRATO 


FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 16/09/2019 


FECHA DE INICIO REAL: 16/09/2019 
METAS ALCANZADAS: 


780.20 


ML 


FECHA PROGRAMADA DE TERMING: 09/11/2019 
FECHA DE CONCLUSION: 09/11/2019 
BENEFICIARIOS: 


670 


HABITANTES 


Hombre: 285 


Mujer: 292 Nino: 93 


Viviendas: 134 


E3TRUCTURA FINANCIERA 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO 

RAMO 33 FONDO III 

$1,202,024.59 

$1,202,024.59 

$0.00 

RAMO 33 FONDO IV 




RAMO 28 




APORTACibN FEDERAL 












TOTAi 

$T^^.59 

$1,202,024.59 

___ 


MAN' 


ECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INK^IOS Y jpROGRAMADAS. 

IdFICADA LA OBRA MEDIANTE REGORRIDO E POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLI 

IRA ;pM(NADA Y FUNCIONANDO DE Af^UERDO CON LA fttJ&IOAD Y DESTINO DE SU EJECUCIDN SEGUN LAS ESI 
?yfewLERSl6N EJERCIDA, Y ES RECIB|6 a POR LA’ OWC j p f f RpONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y. 

moJntfo' /I 

Jamlltspec, iii r 

' • • • * ' Ii>i >11 f ‘Santiago 

Jamlltepec, 

Ptto. Jamlltepec, 

Oax. 7019 
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ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA 
EMPRESA - MUNICIPIO 




Santiaqo 

JA MiLTEPEC 

GOBIERNO MUNICIPAL 
2019-2021 


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE AGIO SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU 
INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 

RESPONSABLE DE SU EJECUCION 


CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V. 

ADMINISTRADOR UNICO C. ILLAIR SANCHEZ MORENO 
R.F.C: PYC101220GR1 

% 

DOMICILIO; CALLE MARTIREZ DE TACUBAYA, NUMERO EXTERIOR; 505, NUMERO INTERIOR; 
B-1. COL. CENTRO. OAXACA DE JUAREZ. OAXACA, C.P. 68000. 


FIRMA 


H. AYIMTAMIENT^^^S^#WjEmlN^ DE SANTIAGO JAMILTEPEC 

/ Jy a a 



MAwRtoo. SantaoQo 

fRESIDENTAMUNICIPA»''0/n//fpnpf.’^ 

Orty ynir, JiV’* 


Oox. 2019^ 


SIWDICATURA 

municipal 

Mpio. Santiago 
Jamlltepec, 

. otto. Jamlltepec, 

MUKBuOL6rezioi@0J6’^®J^^^^ ■* 

SINDICO MUNICIPAL n*‘'^ TlTl^r 


.< fm _ 

“TiDO JESUS AVILA CISNEROS 

'^^GIDOR DE OBRAS 


Mp/Oc Santiago 
Jomiltepec^ 
Otto^ JamfftepecM 
Cox. 2019.2021 




^“»tS?EGIOURlA 


%LANCA GIL GARClAp C Q I H 11 D f A 


Lie JOSE M^ MARTINE^ ^ f 

TESORERO MUNICIPAL iV '“f *«Jr« j.. 

Mpfo. Santiago 
Jamlltepec, 
Otto, Jamlltepec 


ut nnuicniUA 
Mpia. So/W ag a 
Jamlltepec, 
Otto. Jomlltepe'. 
Oax. 2019 • 21. 












